औरंगानाठ मध्यवर्ती कारण्गुहातील BET 
बाजुच्या मुख्य तटमिंतीची दुरुस्ती, 
पुनर्बांधणीसाठी प्रशासकीय मंजुरी देणेबाबत, 


AOU शासन 
ed 7 Brant 
शासन निर्णय क्र. बीएलडी ३६९४/२(५७)/पीआरएस 
मंत्रालय, मुंबई-३२, दि. 4 ७ फेब्रुवारी, २००४ 


पहा :- १) कारागृह उप महानिरिक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र 
राज्य, यांचे wa क्र. बीएलडी/१६९४/२४८२/कक-३ 


वेएलडी-३६९४/२(५७)/ 
१९९७. 


३:32 अ. :36/ कर 


शासन निर्णय :- औरगाबाद. मध्यवर्ती कारागृहातील उत्तर बाजुच्या तटभिंतीची दुरुस्ती / 
पुनर्बांधणी करण्याकरिता उपरोक्त. . दि. २९.१.१९२७ च्या शासन निर्णयान्वये रु 
१२,०४,७००/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यावेळी 
सदर acta कान हे दगडी बांधकामात करावयाचे होते परंल तेथे त्यावेळी पाण्याची 
दलदल लागली असल्याने अशा परिस्थितीमध्ये exert तटगिंत ही दगडी बांधकामात 
न करता त्याऐवजी आर.ती.सी, भिंत बांधण्याचे त्यावेळच्या कार्यकारी अभियंता व उप 
अभियंता यांनी प्रस्तावति केले होते. त्यावेळी. दगडी मिंत जांयली जसती तर दलदलीमुळे 

पडण्याची शक्यता होती व खर्च वाया गेला. अंसंता. या बाबीचा तरोच भविष्यामध्ये 
कारागृहाच्या 'सुरशिततेमध्ये धोका न होण्याच्या दृष्टीने. सदर fete दगडी बांधकाम रद 
करुन त्याऐवजी आर.सी.सी, मित sacar रुपये ७६,६६,८००/- एवढ्या सुधारीत 
खर्चाचा प्रस्ताद शासनाच्या विचार'धीम होता. * 


2. औषगाबाद मध्यवर्ती कारागुंब हे अतिसुरक्षा कारागुह असूंन तेथे अतिरेकी 
Geen टोळीवाल इत्यावी री / शिक्षा लागलेले we erat येतात 
सदर कारागुशाची eee लछलडलेली अजून लो. केव्हाही पडण्याची शक्यता 


" असल्याने कारागहाच्या सरक्षितटेच्या SERS (मुख्य मित) gaat करणे 
गरजेचे आहे. या बांधकामाचा समावेश केंद्र पुरस्कृत eT संचारच् योजना (9५:२५) या 
योजनेतर Whee तसेच राज्य योजनांतर्गत योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. खा 
सर्व बाबींचा व कारागडाची aver या ol विचारात घेऊन stirrer मध्यवर्ती 
कारागृहातील सत्तर बाजुच्या तटभिलीची (मुख्य fla) दुरुस्ती / पुर्बाधणी करण्याकडीला 
यापूर्वी विभागाच्या समक्रमांकीय दि. २९ जानेवारी. १९९७ रोजी देण्यात ऑलेली 
प्रशासकीय मान्यता रद्द करुन त्याऐवजी आता रुपये ७६,६६,८००/- (रुपये शहत्तर लाख 
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were REY आठशे फक्त) sae weaker were genera © saree या 
शासन निर्णयादारे प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे 
३. genie ऑंधकामांठर होणारा खर्च anit क्र. डी-५, मुख्य लेखाशीर्ष 


२०५६. तुरुंग, १०५-तुरुंग. (००) (०२) कारागृह सुधारणा योजना 'केंद्रपुरस्कृल! (योजनेतर) 
(Fee) (2०4६-०१८-९!" तसेच :मागणी क्र, एच-८ your सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडंबली खर्च, soo seer, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-. प्रमुख बांधकामे, (००)५०) 
तुरुंग (४०५९०११७) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची ठाकून सन २००३-२००४ च्या वित्तीय वर्षाच्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा, केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत केलेल्या खर्चाची माहिती विहित 
विदरणपत्रात केंद्र शासनास पाठदिण्यासाठी या विभागास पाठवावी. 
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